







【 問 い 合 わせ 先 】 


【 東 日 本 大 岩 災 津波 】 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ の 概要 導水 農水 座 企画 室 (TEL 019-629-5621) 


岩手 県 県 土 整備 部 県 土 整備 企画 室 (TEL 019-629-5846) 
策定 の 趣 計 


1 総括 工程 表 


| る 被災 者 の 今後 の 生活 設計 ・ 再 建 等 に 資す る よう 、 身近 な EEC na 
| 社会 資本 の 整備 に 関す る 情報 を 定期 的 に 提供 2 復 具 の まち づく り (1 ン 4) ーー 「 


(内 手 県 東日本 大 震 鶴 津波 復 尋 計画 「 安 全 」 の 確保 | 防災 の まち づく り ) | SsEcFPFe 站 
| 被災 者 や 被災 地 の 事業 者 が 、 今後 の 生活 再建 ・ 産 業 再生 等 を 具体 
的 に 検討 する た め に は 、 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 の 
| 工程 に つい て の 情報 が 不可 欠 で す 。 
| この た め 、 県 で は 、 現 時 点 に お ける 県 民生 活 に 身近 な 社会 資本 ( 主 
| 要 5 分 野 ) の 復旧 ・ 復 興 の 見 通し に つい て 情報 提供 を 行う も の で す 。 
| な お 、 記 載 し て いる 箇所 名 や 工程 等 に つい て は 、 今後 、 様 々 な 要因 



































まる マリ 】 | ッ 复 愉 口 一 ド マ ッ ジ ん 総括 工程 表 折衝 河 別 (TEL 019-629-5901) et = 
ーー 和 HH 证 TH TH 


1 主要 な 海岸 施設 の 復旧 ・ 整 備 【一 具 林 岸 - 淮 济 海岸 
(岩手 県 東日本 大 概 人 津波 復興 計画 「 安 全 」 の 確保 | 防災 の まち づく り ) 





































各 时 咱 (三 只 训 沽 ) | ① 
页 振 川 三 肘 训 洒 ) 












































































































































に より 変更 等 が 必要 に な る 可能 性 が ある こと か ら 、 定期 的 に 最新 の [ 

| デー タ に 更新 し な が ら 、 情報 を 提供 し て いき ます 。 マー 

ロー ド マ ッ プ の 構成 ーー 

Pf 記 | も 
| を 社会 資本 の 主要 5 分 野 に つい て 策定 こつ 区 
|  ① 海 岸 、② ま ち づ く り 、③ 復 興 道路 、④ 復 興 公 営 住宅 6 漁港 和 

| る 下記 の 2 種類 の 表 で 構成 a 


1 総括 工程 表 箇 前 回 公表 済み 
① 主要 な 事業 箇所 名 称 及 び 県 内 位置 図 
② 整備 目標 及び 年 度 別 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル 等 を 記載 
2 市 町 村 別 工程 表 4 箇 今回 公表 
※ 市 町 村 ご と に 、 すべ て の 分 野 を 一 括 し て 記載 


夫 槍 川 ( 家 吉 ) ⑧ 














于 住 居 川 ( 客 去 ) ゆ 








下 了 (三陸 高 周 ) の 


大 糖 吉 進 海岸 ( 炎 吉 ) 也 
a 
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(① すべ て の 事業 箇所 の 市 町 村内 位置 図 半生 5: 
② 整備 目標 及び 年 度 別 整備 スケ ジュ ー ル (詳細 版 ) 等 を 記載 2 市 町 村 別 工程 表 
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| る 想定 され る 変更 要因 は 、 下 記 に 掲げ る と お り 。 

| その た め 、 定 期 的 に 最新 の 情報 に 更新 (年 4 回 程度 ) 

1 工程 上 の 要因 
① 用 地 取 得 時 に お ける 土地 所 有 者 調査 ・ 関 係 者 調整 の 長期 化 
② 施工 時 に お ける 漁業 や 環境 配慮 等 の た め の 工 程 調整 等 

2 事業 計画 上 の 要因 

中 まち づく り 計画 に 対す る 地域 の 合意 形成 や 復興 交付 金 事 業 
計画 等 の 熟 度 

② 国 や 市 町 村 、 そ の 他 関 係 機関 の 関連 計画 と の 調整 等 







































































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 市 町 村 別 工程 表 





1 年 度 別 の 整備 スケ ジュ ー ル (沿岸 12 市 町 村 の 工程 を 統合 ) 





sm | 優 日 ・ 整備 を 実施 
岸 .| 复 上 日 整備 を 実施 


= | 〇 16 海 岸 で 防潮 堤防 災 林 


省 |@ 54 海 央 (県 25 海 央 市 町 村 


所 入 以 对 外 痪 


器 同 滞 关闭 殉 


応急 対策 | 」 
施工 准备 (堤防 設計 等 | 


防潮 堤 、 水門 等 の 復旧 ・ 整備 工事 
(逐次 完了 し 、 全て の 区 問 に つい て 概ね 5 年 で の 完了 を 目指 す 。) 


〇 46 海 岸 で 堤防 ・ 水門 等 の 
〇 2o 河 川 で 堤防 ・ 水 門 等 の 








施工 準備 (堤防 設計 等) | 
等 の 復旧 整備 を 実施 a 

防災 本 造成 工事 工事 
(高田 松原 地区 Ho 年 度 まで の 完成 を 目指 す 。) 


防潮 坦 ・ 防災 林 等 の 復旧 ・ 整備 工事 
(逐次 完了 し 、 全て の 区 間 に つ いて H27 年 度 まで の 完了 を 目指 す 。) 








2 海岸 ) で 防潮 堤 等 の 復 I 日 ・ 
整備 を 実施 





施工 準備 ( 坦 防 設計 等 ) > 
| 防潮 坦 等 の 復旧 ・ 整備 工事 





(逐次 完了 し 、 全て の 区 間 に つ いて H27 年度 まで の 完了 を 目指 す 。) 





〇 20 地 区 で 土地 区 画 整 理事 
業 を 実施 

区 で 防災 集団 移転 事 
遇 


事業 準備 ・ 住民 合意 ) 
〈 复 生计 画 策 定 等 ) 


事業 計画 手続 き 等 (都市 計画 決定 等 ) 























复生 抛 点 整 





調査 ・ 設計 - 工事 等 (逐次 完了 し 、 概ね 5 年 で の 完了 を 目指 す ) 








28 地 区 で 漁業 集落 防災 機 
能 強 化 事 業 を 実施 





〇 8 路線 29 区間 ( 箇 所 ) で 
復興 道路 を 整備 








用 地 ・ 工事 の 推進 (CH30 年 度 ま で に 5 面 所 を 供用 予定 ) (逐次 供用 開始 











〇 4 路線 の 6 区 間 ( 箇 所 ) で 復 
興 支 援 道 路 を 整備 














器 雇 了 串 湯江 


”|e 108 漁 港 (県 81 漁港 、 市 町 


(新規 着手 ) 


つ 15 路 線 の 16 区 間 ( 箇 所 ) で 
復興 関連 道路 を 整備 








(事業 中 ) 





用 地 ・ 工事 の 推進 (H28 年 度 ま で | に 15 箇 所 を 供用 予定 〉 (逐次 供用 開始 ) 


設 計 





工事 (逐次 完成 し 、 唱 26 年 度 ま で | に 


は 下 8231 戸 の 整備 完了 を 目指 す 。) 


5.60o 戸 の 災害 公営 住宅 を 整 
備 











工事 (逐次 完成 し 、H27 年 度 ま で に 
2.870 戸 の 整備 完了 を 目指 す 。 〉 





施工 準備 (堤防 設計 等) > | 





村 77 漁 港 ) で 防波堤 、 岸壁 の 
復旧 ・ 整備 を 実施 





防波堤 、 岸壁 等 の 復 | 日 ・ 整備 工事 
(逐次 完了 し 、 全て の 漁港 に つい て H27 年 度 ま で の 完了 を 目指 す 。) 


【 総 
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【 問 い 合 わせ 先 】 

岩手 県 復興 局 (019-629-6935) 

岩手 県 農林 水産 部 農林 水産 企画 室 (TEL 019-629-5621) 
岩手 県 県 土 整 備 部 県 土 整 備 企 画 室 (TEL 019-629-5846) 
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画 復 興 の 目標 、 目 指す 姿 
市 町 村 の 復興 計画 等 で 位置 付け られ た 
復興 の 目標 や 目指 す 姿 等 を 記載 。 


画 事 業 名 ・ 箇 所 名 等 画 事 業 の 計画 位置 等 
海岸 保全 施設 と 漁港 は 、 海 岸 ・ 漁 港 名 と 主 な 工種 を 記載 。 
復興 道路 等 は 、 路 線 名 及び 箇所 ・ 区 間 名 を 記載 。 
"復興 ま ち づ く り は 、 事 業 名 及び 箇所 ・ 地 区 名 を 記載 。 

・ 災 害 公営 住宅 は 、 事 業 名 及び 団地 名 を 記載 















囲 を 図形 記号 (凡例 参照 ) で 表示 。 
名 等 」 欄 の 数 値 等 と 一 致す る 。 


























-全 害 公营 住宅 、 












記号 の 中 の 数 字 等 は 、 工 程 表 の 「 路 線 ・ 


* 各 事業 の 計画 ・ 検 討 区 域 や 実施 区 域 の 、 位 置 や 範 





思 
当 
























人 事業 の 久慈 川 (防潮 堤 ) 
(起 天 :大崎 地 攻 ) 让 i 


( 玉 の 脇 地区 ) 





画 復 興 道路 の 概略 ルー ト 
国 が 整備 を 進め て いる 三陸 沿岸 道路 
等 の 概略 ルー ト を 表示 。 (地図 の 縮尺 
を 任意 で 調整 し て いる た め 、 国 の 公表 
資料 と 異な る 場合 が ある 。 ) 





















RE 


海岸 保全 施設 OT 1 (入 


《》 得 旺 道路 等 


9 展 风 二 9 2 


AE 











( 間 浅 "大崎 2 アー Be 


久慈 湊 漁 港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 








漁業 集落 防災 機能 強化 事業 


































社会 資本 の 復旧 ・ 復興 ロー ー ド マッ プ (市 町 村 別 工程 表 ) の 見 方 


画 分 野 区 分 
県 民生 活 に 身近 た 


の 主要 5 分 野 を 記載 





の 例 か ら 抜 粋 表示 


港湾 海岸 は 、 港 湾 区 域 に 隣接 する な ど 、 港 湾 管 理 者 が 管理 する 海岸 。 
・ 農 地 海 岸 は 、 背 後に 農地 を 有する 海岸 。 

・ 林 野 海岸 は 、 防 潮 林 な どの 保安 林 を 有する 海岸 。 

・ 漁 港 海岸 は 、 漁 港 区 域 に 隣接 する な ど 、 漁 港 管理 者 が 管理 する 海岸 。 

・ 一 般 海 岸 は 、 上 記 以 外 の 海岸 の うち 、 海 岸 保 全 区 域 に 指定 され た 海岸 。 


秀 工 准 储 J 







子 川 
り 2 (堤防 訪 計 等 ) 




























ーー HH26 
水 门 整 雷 工事 

















革 
新 新 
几 扯 
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了 本 海 


的 党 RT 
防潮 坦 L=0 3m ( 提 防 設計 等 ) 












提防 等 整备 工事 




















引 門 等 N ニ 






复 | 日 让 
施工 准 依 
IO 箱崎 漁港 海岸 PEL Ohm, 水沼 















画 終期 ( 二 重 表示 ) 
終期 が 平成 0 年度 以 降 と な 








9N=2 基 他 | 








る 場合 、 二 重 に 表示 

















| 
[DTE on 他 


施工 準備 





























复归 道路 国 














に 
A 三陸 和 | まち 


中 ) 
釜石 山田 道路 









用 地 ・ 工事 の 推進 (逐次 供用 開始 














B 東北 村 自 動 |。。 
車道 生 秋田 線 | デー 華 石本 






















































































































復路 | に (2 泊 大 8 
「 県 ーー 
得 网关 违 道 路 | Ip 幸生 寺 | 
2 画 道 路 の 種別 

( 主 ) は 主要 地方 道 

二 県 道 。 
明細 一 ) は 一 般 県 道 ss= 

市 
浮 波 生得 抽 点 | 。 二 部 地 区 他 1 地 区 取 載 setis 
| 事業 準備 
軍人 了 炎 | 空地 区 际 范 道 他 示 
由 区 二 "と に 始期 と 終期 が 異な 























臣 
器 
時 
Ei 
省 


県 路線 尊 備 延長 :1300m 











事業 準備 ) 


場合 、 斜 線 で 表示 


詳細 設計 ・ 用 地 測量 











際 上 記 の 他 に 、 防災 
日 頃 市 線 荒川 思 区 で 




















団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今後 、( 一 ) 桜 幅 平 田 線 平田 の 2 地区 、 (一 ) 吉 浜 上 荒川 線 下 荒川 の 2 地区 、 (一 ) 吉 里 吉 里 釜 石 線 室 浜 地区 、 
道路 整備 を 計画 する 予定 。 




















| 千本 3 
直接 建設 | 県 |1 平田 2 談 計 rs 
a 5 上 中 島 造 用 地 ・ 設 計 ・ 工 車 ) 


予定 戸数 :g1o 戸 





T 





直接 建設 











漁港 








WR 








(漁港 災害 施工 準備 (構造 設計 等 ) 
1 箱 几 省 洪 防波堤 し =624m、 岸 
人 轿 L= segnm 他 | 漁 六 攻守 人 旧 工 事 《平成 27 年 度 完成 予定 ) 
和 ( 梁 2 施工 化 依 ( 本 和 寺 设 计 等 ) 
7 室 浜 漁港 随 、 岸 = 
ン | 叶 記 湿 浴 炎 宮 信 旧 工事 《平成 27 年 度 充 成 予定 ) 























工程 表 に 記載 し た 各 事業 を 図形 記号 で 表示 。 





整 し て いる た め 、 人 
































緊急 的 に 行っ た 仮 工事 等 。 










































入札 ・ 契 約 等 。 






工事 の 実施 に 必要 な 調査 ・ 設 
計 、 協 議 、 用 地 取得 、 工 事 の 








画 実 施 年 度 
県 の 復興 基本 計画 期間 を 対象 に 、 
各 事 業 の 段階 ご と の 工程 見 通し を 
記載 。 (変更 の 可能 性 有り 。 ) 


設 


























| 海 と 高原 の 絆 、 未 来 へ 確か な 復興 | 


角 浜 漁港 (防波堤 他 ) 
大 谷地 海岸 ( 根 固 工 他 ) 
平内 海岸 ( 消 波 工 ) 
川尻 漁港 (護岸 他 ) 








种 市 渔港 海岸 (水 门 、 陆 于 他 ) 






種 市 漁港 (防波堤 他 ) 











鹿 畑 漁 港 ( 船 揚場 他 ) 
玉川 海岸 (護岸 他 ) 













戸 類 家 漁港 ( 船 揚場 他 ) 


宿 戸 漁港 (防波堤 他 ) 





まい 災害 公営 住宅 
0 (八木 北 ) 


0 


RS a 


= ーー 家 漁港 (防波堤 他 ) 


ー = 小 子 内 漁港 (防波堤 、 岸 八木 海岸 (防潮 堤 他 ) 


PP 








高 家 漁港 (防波堤 他 ) 














海岸 保全 
施設 


Bi 
诉 








一 般 海岸 


ーー 
漁港 海岸 


復興 道路 


湘 


湘 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 市町村 別 工 程 表 【 洋 野 町 】 


問い 合わ せ 先 





同 





2 平内 海岸 


3 到 | 悔 岸 


4 小字 内 海岸 


5 原子 内 海岸 


和 wu (災害 視 財 
1 大 谷地 海岸 根 固 工 V=92ms 他 
炎 害 复 | 日 施工 準備 


消 波 工 L=220m 


災害 復旧 ) 
護岸 87m 他 





災害 傷 旧 ) 
監視 カメ ラ 1 台 他 


(災害 復旧 ) 
根 固 Tv=92m 他 













復旧 工事 


《 访 计 等 》 
施工 準備 
(設計 等 ) 
施工 % 復旧 
準備 中 工事 
施工 \ 復旧 
準備 川 工事 











6 八木 海岸 


7 種 市 漁港 海岸 


A 三陸 沿岸 道路 





直接 建設 


舞 


八木 北 


① 種 市 漁港 


(海岸 高潮 ) 
防潮 坦 L=04km、 水 
門 等 N=3 基 
(災害 復旧 ) 
陸 間 N=1 基 、 水門 N 


=1 惹 


侍 浜 で 階 上 


术 造 平 必 
予定 戸数 :4 戸 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=106m 他 


施工 準備 
(堤防 設計 等 ) 





防潮 堤 、 水門 等 整備 工事 
水門 、 陸 間 整備 工 
事 (H23 年 度 完成 ) 


事業 
(新規 ) | 准 備 骨 








二 工人 





(構造 設計 等 ) 











加 角 浜 漁港 


③ 川 尺 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防 波 埋 L=10m 


(奥寺 
疆 岸 N=1 式 他 





④ 鹿 禁漁 洪 


名 戸 類家 漁港 


⑯ 宿 戸 漁港 





(漁港 災害 ) 
船 揚場 L=22m 他 


(漁港 災害 
船 揚場 N=1 式 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=69m、 
場 L=8m 他 


G 揚 









漁 浴 炎 害 作 旧 工事 









⑦ 小字 内 漁港 


有 家 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=101m、 岸 
壁 [=14m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=85m 他 







施工 準備 
《 靖 造 设计 等 》 


漁港 災害 復旧 工事 






漁港 災害 復旧 工事 











图 高 家 漁港 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=45m 他 











漁 浴 秋吉 償 旧 工事 

















※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 





【 県 】 県 北 広 域 振興 局 土 木 部 (0194-53-4990) 
水産 部 (0194-53-4985) 















社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マ 
| 新 た な 視点 に よる 新た な まち づく り 













1 ーー 


se = 
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大生 光 洪 ( 物 揚場 他 ) 


- 漁業 集落 防災 機能 強化 事業 





(久慈 湊 ・ 大 崎 地区 ) 





漁業 集落 防火 機能 強化 事業 = 


( 元 木沢 地区 





国道 281 号 素 内 

















ミン 多 害 公 党 住 
Na 《 元 木沢 ) .。 
ンー  。※ 地 図 外 - 寺 に 


S 3 だ ss 1 
の WT 9 / 
も 1 ** t リ 


湾 業 集落 防災 
( 久 喜 地 区 ) 二 


久喜 漁港 海岸 ( 


いこ dl 
DE 上 





の 
、 プ で 生 の 太 ) 
漁港 (護岸 他 


と ず コ 





ご 横 河 源 港 (岸壁 他 ) 


(小袖 漁港 海岸 防潮 坦 、 水 門 ) 他 ) 


机 能 验 化 京 业 - 


て 5 


/ 川津 内 注 港 (防波堤 他 ) 












息 人 (防音) SN 


小 


3 久慈 湊 光 港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 
久慈 川 (防潮 坦 ) 































久慈 湊 漁 港 (航路 ) 


久慈 港 海岸 諏訪 下 ( 防 潮 堤 他 ) 


漁業 集落 防災 機能 強化 事業 
( 玉 の 脇 地 区 ) 


久慈 港 海岸 玉 の 脇 ( 離 岸 堤 ) 







、 欠 豆 漁港 (防波堤 、 岩 壁 他 ) 全 3 


災害 公 堂 住宅 ! 


ー (信書 )( | 





ッ プ 市 町 村 別 工程 表 【 久 慈 市 】 


分 野 区 分 | 細分 需 目 等 攻 路線 ・ 箇 所 名 等 








問い 合わ せ 先 【 県 】 県 北 広域 振興 局 土 木 部 (0194-53-4990) 
水産 部 (0194-53-4985) 


年 度 史 整備 スケ ジュ ー ル レ 
第 2 期 (本 格 复生 其 NR) 
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1 久 其 川 了 当 肝 星 し =2.Okm 
一 般 海 岸 し 
5 (三 陵 高 浏 有 
2 店 井川 了 
= 这 慈 洪 海 岸 ( 毕 |G 害 復 | 日 ) 
周 ) 襄 蔡 岸 十 L=O2km 
ュー ニーー | 死 害 复 上 目 
埠 湾 海岸 県 人 且说 =2 6km、 隆 防潮 埋 等 得 旧 工 事 
海岸 保 ph に 1 人 2 
全 施 讼 所 ”“ 久 兹 洪 海 岸 (所 | GS 害 復 | 日 ) 
の 用 0 南 任 + 是 し =0.4km 
GS 害 複 上 日) - 
県 | ほ 久喜 漁港 海 導 | 防滑 手 L=O.7km、 < EE 
N=2 基 他 ーー 
0 だ 宏 復 | 日) 
黒 港 海 岩 了 之 慈 涛 省 港 海岸 | 防 潮 坦 L=1.3km、 水 
本 PN=6 基 
だ 宏 復 | 日 ) 
8 小 宙 漁港 海産 | 恩 当 時 星 L=O.2km、 に 
PN=1 基 他 
(新規 ) 測量 、 設 計 、 用 地 富 収 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 < 逐次 供用 開始 上 
徐 興 道中 語ら に 人 一 久 兹 -一 
Te ーー 
復興 む 首 | 复 大 支援 道路 | 県 |e 国道 2s1 号 案由 车 
路 
cS つう) 侍 浜 夏井 | 本 自 
复 曙 阅 连 道路 | 県 上 
p (つう 野田 長 内 | 4 還 た 万 
a 久 慈 潜 - 大 崎 | 
ら 元 木 沢 人 
复 曙 去 二 | 漁業 集落 防 人 | エ 
づつ < り 机 有 名 3 金 { 蕊 中 
< 玉 の 聴 MG 
集落 道 、 渔业 集落 排 
人 水 、 用 地 造成 他 
ア 久 兹 淡 - 大 崎 《| 至 辣 产 妆 : 天 
木造 
死 害 公 ER 予定 戸数 : 4 戸 
営 住宅 直接 建設 市 
和 本 造 
ERO 巴 宣 戸数 :1 記 
= 木造 
2 予定 戸数 :a 戸 
G 魚 港 笑 圭 ) 規 工 準 人 
県 | や 久喜 漁港 防波堤 L=162m. 岸 壁 
L 一 93m 他 漁港 祭 害 簡 旧 工事 
② 柔和 畑 漁港 ーー 
、。 |G 奥 港 舌 害 
ke 
本 (渔港 殉 害 
湯江 | 防 波 坦 L=11m 他 
Ee 
= (渔港 亚 定 ) く 構造 設 き 
[和 -3m 岸 壁 N=1 式 他 
黒 港 
人 
ES (渔港 死 害 和 遭 访 和 
市 | 白 前 漁港 防 波 坦 L=29m 他 | 有 > 
PH 
> 外 〈 湿 港 災 害 ) < 構造 設計 等 > 
② 麦 生 湿 港 RET ご es 





⑤ 人 交 慈 漆 漁 港 


湿 洪 2 移 寺 ) 
航路 N=1 陈 








(省 港 粥 害 ) 
護岸 L=e4m 他 








引き 貼 湿 洪 


(漁港 欠 害 う 
防 波 坦 L=15om 他 











< 構造 設計 等 > 
[本 > 漁 浴 笑 害 補 旧 工事 




















※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 





※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 


社会 資本 の 復旧 
| 安全 ・ 安 心 で 活力 ある むら づ 


復興 ロー ド マ 
くり 
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Wi ミ am 
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ッ プ 市 町 村 別 工程 表 【 野 田村 】 











問い 合わ せ 先 【 県 】 県 北 広域 振興 局 (0194-53-[ 以 下 の と お り }) 
土木 部 (4990)、 林 務 部 (4984)、 水産 部 (4985) 


農政 部 農村 整備 室 (4988)、 


【 村 】 野田 村 復興 むら づく り 推 進 課 (0194-78-2915) 



















野田 海 弐 (防潮 堤 吾 法 面 、 水門 操作 室 ) 
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4 : 式 本 


野田 海岸 (防潮 堤 他 ) 
a SN 前 浜 地区 (防潮 堤 ) 


米田 海岸 (防潮 堤 他 ) 


人 
ん 









野田 海岸 (水門 設備 季 ) 


] 。 | 。 請 災 集団 移転 促進 事業 ノッ ンー 
/ (時 軸 地区 ET 







玉川 漁港 





2②) 村田 玉川 海岸 (防潮 坦 他 ) 






| me 


か ミ 漁 薬 集 落 防 党 机 
人 区 家 地 区 ) 





防波堤 、 岸 洗 


野田 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 


下 安 家 漁 港 (防波堤 他 ) 













1 宇部 川 


2 应 内 海岸 








(災害 復旧 ) 

水門 設備 1 式 他 
(災害 復唱) 
防潮 堤 L=02km、 水 
門 等 N=4 基 他 
















Ri 1 水 站 等 得 旧 工事 
施工 準備 、 


(設計 等 ) 


防潮 堤 、 水門 等 復旧 工事 










3 野田 海岸 ( 明 
内 、 泉沢 ) 


4 米田 海岸 























(災害 復旧) 施工 

水門 設備 等 1 式 他 準備 

(災害 復旧) で 
> 
(海岸 高 潮 ) 施工 準備 

防潮 坦 L=04km (設計 等) WHO 

















































时 
、 | (海岸 训 测 | ame 
5 野田 玉川 | 防 测 L=005km 他 (設計 等 ) 
0 
6 野田 海岸 潮 坦 L=05km、 フ 开放 博 潮 坦 1 
加 本 還 虹 | ーー > 
ee 
農地 海岸 了 野田 海岸 防潮 坦 裏 法 面 
MA=2320m "水門 操作 
室 N=1 栋 
は RE (治山 施設 災害 ) 施工 準備 
林野 海岸 8 前 浜 地層 防潮 坦 L=1.3km 0 ( 電 防 設計 等 ) 
復興 道路 | 国 |A 三陸 沿岸 道路 | 普代 ~ 久 療 (新規 )| 人 測量 、 論 計 、 用 地 思 取 を 行い 、 須 次 工 上 
復興 首 
i (野田 山形 
mr | RR CFU [km 


























a 城内 地 | 
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区 域 面积 :22.3ha 





事業 準備 
“住民 合意 














防災 集団 移転 | 村 














b 米田 "南浜 地 区 


対象 戸数 : 約 40 戸 


| 事業 計 画定 
事業 準備 
“住民 合意 


























































































復 幅 ま ち 
< 城内 地区 陵 象 戸数 : 約 0 戸 | Rs 
漁業 集落 防災 。 | 集落 道 、 用 地 造 成 ET | 
機能 強化 人 TH lass 
※ 上 記 の 事業 計画 等 と 調整 し 、 今 後 、( 主 ) 野 田山 形 線 野田 地区 、 (一 ) 安 家 玉川 線 下 安 家 地区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 
a 木造 2 階 
炙 害 公 | 直接 建设 予定 戸数 :30 戸 
は で | 下層 イ 野田 sa Se 
(漁港 災害 ) 
| 加 野田 漁港 防波堤 =125m 上 岸壁 
L=307m 他 漁港 人 炎 害 復旧 工事 
(漁港 災害 ) 8 
漁港 ② 玉川 吹 港 。 防波堤 し =132m, 上 岸壁 生計 竹 2 
L=50m 他 漁港 炎 害 復旧 工事 
( 給 洪 炎 富 ) 施工 準備 
渔港 粥 害 (構造 設計 等 
③ 下 安 家 漁港 SS 
防波堤 L=28m 他 区》 湿 澄 害 信 上 工事 














尿 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整備 スケ ジュ ー ル は 、 


※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 





今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 











社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マ 
| あす へ の 一 歩 青い 海 ( 水 産業 ) の 復興 へ 


堀内 漁港 (防波堤 他 ) 











漁業 集落 防災 機能 強化 事業 (堀内 、 沢 地区 ) 


沢 漁港 (防波堤 他 ) 


白井 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 





宇 留 部 海岸 (水門 設備 他 ) 





太田 名 部 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 
太田 名 部 海岸 (防潮 堤 他 ) 
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ッ プ 市 町 村 別 工程 表 【 普 代 村 】 MTT 





問い 合わ せ 先 【 県 】 県 北 広域 振興 局 土 木 部 (0194-53-4990) 
水産 部 (0194-53-4985) 
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※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 











社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 市町村 別 工程 表 【 田野 畑村 】 の 
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9 人 UTA 平井 賀 漁港 海岸 = 
7 9 (US 2 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 













直接 建設 | 村 | 訣 賀 、 島 越 ee 


工事 
HE 

(漁港 災害 ) 

防波堤 L=1 002m 上 岸 
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2 し フン 災害 公 堂 住宅 要 
て (鳥越 (松前 沢 泉 )) : 


、、 省 生 集落 防 人 機能 強化 事 


( 島 越 地区 ) : 
: 島 の 直江 ( 防 波 堤 、 岸 壁 他 ) 
嶋 越 海岸 (防潮 堤 他 ) 


凡 例 R に ! 
F 1 + の 1 
ET i Ds (A 
と 所 AN で} A イー) 
a _ ， 炎 害 公 当 住宅 PA AM (漁港 災害 
海岸 保全 施設 島 越 (中 池 OX 人 RT 1 [9 机 没 防 波 担 L=125m 涯 


号 ( ら > 
OR N 2 人才 壁 |=101m 他 
復興 道路 等 这 5 人 の 


が 4 に SE が (漁港 災害 5 
NHK 人 @@ 平 乾 仙 漁港 。 防 波 場 L-666m、 岩 = 
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漁港 災害 復旧 工事 


So (省 港 类 害 ) 
な 臨港 道路 し =155m 













1 we 
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\ の 上 
OCN 
































8 に 壁 [=193m 応急 対案 澳 港 炙 害 复 昌 工事 

) KN へ CE ) Ap 6 3 人 i > ロコ ュ = レベ いう の バ 

Bi > ズー し | ド 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
2 AS YY トト 、」 \ 千 2 全休 、 第 214-269s9 計 |※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 











< 上 
に ド マ ッ プ 市 町 村 別 工程 表 【 岩 泉町 】 


[三 陆 高 瀚 
防潮 蜡 L-02lm 













人 
( 調 釧 












-和 
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小 本 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 2 












炎 害 公営 住宅 "” 。 小 本 海岸 (防潮 坦 ) EH 
-( 小 本 駅 周辺 ) 。 ( ーー 












(% 寺 側 H 人 
3 hE 計 fF LO 1km XK (提防 训 计 革 
門人 其他 





Nm 
渔 洪 海 岩 






(多才 相 晶 
防潮 蜡 L-02lm ,水 
門人 其他 






町 4 小 本 各 汪汪 






















人 
時 






用 地 ,工事 推进 
《这 次 供用 骨折 ) 





(条 中 





































時 まち づく り 








災害 公営 住宅 

















漁港 




















第 痢 炎 












































病 ET 
楼 
征 有 孝 :15 
自 据 幸 
术 本 ーー 
耽 P 灼 ] 护 
i 上 
| 交 | 
导出 芳 确 让 。 防 放 二 -gm 履 广 一 
i DELHI 
漁 洪 
li ET 
_ | 秩 療 守 (時 
町 6 本 誰 汰 坦 :103m. 単 
本 | -844m 他 




































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 





※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 市 町 村 別 工程 表 【 宮 古市 1/31】 陸生 


同 林 務 室 (-2215) 【 市 】 宮 古市 水産 課 (0193-62-2111) 


| 


二 










































































(災害 復旧 ) 

1 拓 待 海岸 防潮 埋 L=01km、 水 
門 N=1 基 
(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.0km、 水 
門 等 N=4 基 
(海岸 危機 ) 


(災害 復旧 ) 
防潮 堤 L=0.7km、 水 






市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 | EGG 证 生 下 eo 





施工 準備 


《设计 等 》 
















施工 準備 
《设计 等 》 








2 田老 海岸 






























ma 門 等 N=7 基 ノ | 
8 神林 海岸 侮 岸 危 机 ) 
陸 間 等 遠隔 操作 1EN 施工 準備 
=4 基 < ン | 















(災害 復 | 昌 ) 
防潮 揚 L=1.0km、 陸 


ン 2 間 等 N=4 基 
田老 海岸 (防潮 堤 他 ) 5 
防潮 埋 L=03km 
(海岸 危機) 


陸 間 等 遠隔 操作 化 N 施工 準備 a 
-4 基 < 設計 等 > ノ 陸 間 等 機能 朴 修 工事 


(災害 復旧 ) 


nan .2km、 陸 防潮 堤 、 陸 間 等 復旧 工事 
甲 ]F ト に ロ 















防潮 堤 整備 工 

















日 代 川 (水門 ) 











5 金 浜 海岸 






























一 般 海岸 (海岸 危機 
ei 陸 間 等 遠隔 提 施工 準備 
港湾 海岸 LA Wat ノ 陡 关 等 机 能 改修 工事 
6 赤 前 海岸 潮 堤 L=0.8km、 和 工 準備 の 
3 門 N=1 基 < 設計 等 ) ノ 防潮 坦 、 桶 門 作 旧 工事 








(灾害 复 | 日 


了 里 海岸 防潮 坦 L=03km、 桶 人工 準備 
2 门 N=1 基 (設計 等 ノ 防潮 堤 、 枉 门 复 旧 工事 






















県 SN (災害 復旧 ) 
9 宮古 港 海岸 本 防潮 坦 L=12km、 陆 施工 準備 防 光電 陸 間 復旧 工事 
原 ) 間 N=4 基 (設計 等 ) ノ | ub 











(災害 復旧 ) 


RD LO7km | pwr > 
12 田代 川 eta 水門 整備 工事 
13 閉 伊川 ne 水門 整備 工事 


- (三陸 高潮 ) 工 準備 3 
14 津軽 石川 防 江 HL =0.9km he 防潮 坦 整 備 工 事 








10 黄金 浜 海岸 | 0， 
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防潮 堤 L=0.1km 
水門 等 n=3 基 
(治山 施設 災害 ) 
(防災 林 造 成 ) 
防潮 林 林 带 (地盘 ) 
L=03km 


農地 海岸 15 宮古 大 沢 海岸 











林野 海岸 16 摂 待 地 | 





站 





(災害 復旧 ) 施工 準備 ーー 
17 田老 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=1.0km、 水 ( 坦 防 設計 等 ) Jonipk2JUEE 
門 N=4 基 他 


(災害 復 昌 ) 因 
18 音 部 漁港 海岸 防潮 埋 L=0akm、 水 ( 場 防 設計 等 CANOmi つ CRE) 
門 N=1 基 他 


漁港 海岸 (災害 復旧 ) 


19 宿 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=02km、 水 施工 準備 i 
58 門 N=1 基 他 0 〈 埋 防 訟 計 等 〉 防潮 坦 、 水門 等 整備 工事 


(災害 復旧 ) 


20 津軽 石 漁港 海 | に Sm _ 工 i 
市 央 RN 水 防 測 電 、 水門 等 整備 工事 


(災害 復旧 ) 

















































































21 白浜 (宮古 ) 漁 上 施工 準備 
Se 潮 堤 L=0.2km、 [準備 ; 
港 海岸 Pe 1 基 他 m 水 (堤防 設計 等 ) | 防潮 堤 、 水門 等 整備 工事 


※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 


※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
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市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 | 





」 災害 公営 住宅 
/ (田老 ) 


災害 公営 住宅 
(崎山 ) 


NO で ot | / 炎 害 公营 住宅 
。 交手 (向 和 随和 集 地 .要 宕 ) 





Pr 


画 整 理事 業 
2 4 重地 区 ) 


8 
人 
( 特 浜 地区 ) 
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災害 公営 住宅 
ーー と 


Aa 2 





@ ) 相间 ao 本 





な 
凡 例 | 
全 復興 道路 等 hs 
5 : | 牧 身 まち づくり 漁業 集落 防災 機 8 
の (石浜 地区 )- 
いし 7 | 災害 公営 住宅 の 本 























ッ プ 市 町 村 別 工程 表 【 宮 古市 2/3】 











ーー EE 





問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 土木 セン ター(0193-64-2221)、 宮 古 
水産 振興 セン ター(-2216) 【 市 】 宮 古市 都市 計画 課 、 水産 課 、 
建築 住宅 課 (0193-62-2111) 


人 


























































































































































































































































































































































































































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 
















































































※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 











本 天 二 和 年 度 别 本 刁 又 乞 艺 二 一 省 
分 野 区 分 | 細分 項目 等 | ye の 路線 ・ 箇 所 名 等 事業 概要 第 1 期 (基盤 復興 期間 ) 第 2 期 (本 格 複 興 期間 ) El 
| H23 H24 [ H25 H26 H27 | Hzs | Hze | Hso | 
(新規 ) | 
El 測量 、 設 計 、 用地 定 収 を 行い 、 順 次 工事 に 着手 《还 次 供用 开始 》 | 
ム A 三 時 治 岸 道路 老 一 岩 泉 し 用 工 章 只 推进 
国 (事業 中 ) に 《和 逐次 供用 开始 》 
宮古 道路 
復興 道路 
宮古 一 箱 石 ET 
平津 戸 ・ 岩井 一 松 草 |< 新規 | 测量 、 该 计 、 用 地 家 収 を 行い 、 順次 工事 に 着手 < 逐次 供用 開始 | 
巳 宮古 盛岡 横断 | 区 界 一 侍 川 
道路 
県 宮古 西 道路 (事業 中 > 用 地 ・ 工事 の 推進 《逐次 供用 开始 》 
人 4 CEI 
| 復興 支援 道路 | 県 |C 国道 34o 号 
井内 道路 (事業 中 > 用 地 ・ 工事 の 推進 《逐次 供用 开始 》 
虹 中 有 fw | 浜 一 の 
に 
復興 関連 道路 | 県 上 央 山宮 古 | 半 ヶ 崎 
F 宮古 市 道北 部 環 | 」」 
状 線 線 
- 事業 計画 筑 直 手続 き 等 4 工事 進捗 に 併せ 
土地 区 画 整 理 分 yr』 崎 他 E 多 | 区 域 面積 sh。 | 于 芋 光 全 こめ 有 
Eee ーー 
- E ON | 。。 工事 途 聞 に 合せ 順 決 住宅 各 朗 。 一 
防災 集団 移転 野原 他 s 地 区 対象 戸数 : 約 5eo 戸 | 事業 準備 EE < 
住民 合意 調査 ・ 設 計 等 エ 事 
市 本 事業 準備 
復 県 まち | 津波 復興 拠点 中 心 市 街 地 地 区 区域 面積 : 検 討 中 Ea 
ーー< り 他 1 地 区 = 
湿 業 集落 防災 1 招待 地区 他 | 集落 道 地 造 6 
机 能 强人 8 地区 | ほか 
< 上 記 の 事業 計画 し 、 今後 、( 主 ) 重 越 半島 線 堀内 一 津軽 石 地区 ・ 態 の 平 一 堀内 地区 ・ 里 地区 ・〒 鶏 地区 ・ 石 浜 地区 ・ 川 代 地区 、 (一 ) 崎山 宮古 線 録 ヶ 崎 地区 
(一 ) 有 芸 田老 線 中 道路 整備 を 計上 画す る 予定 . 
4 =* > 
ア 本 町 42 工事 
Ro = > 
イ 八森 沢 EE 
RG 造 5 障 設計 >| エ 事 > 
全 予定 戸数 :a5 戸 区 
= Ss 人 造 3 階 設計 人 二 认 | 
県 河南 予定 戸数 :42 戸 区 
Ro 時 gm 
オ 津軽 石 区 導 路 四 
RC 造 4 陀 工事 
和 馬上 = イ ーー 
RC 造 他 ーー 
その 他 地 区 a 設計 
用 地 
キ 田老 予定 戸数 : 140 戸 FE 
ーー 設計 ・ 工 
谷合 人 | 直接 建設 
= 一 = | 用 地 。 ツ ハ 
ク 崎山 予定 戸数 :2o 戸 
設計 ・ 工事 
と > 
ケ “鱼池 崎 予定 戸数 :eo 戸 = 
設計 ・ 工 事 
a: 
コ 繁 地 " 爱 宕 予定 戸数 :25 戸 
到 ER 用 >》 
市 | サ 藤原 ・ 磯 鶏 予定 戸数 :23 戸 ー 
設計 工事 
Es RS = [Eee > 
シ 高浜 ・ 金 浜 予定 戸数 :25 戸 = 
ス 赤 前 予定 戸数 :25 戸 
設計 ・ 工 事 
= [Li 用 由 > 
セ 重 茂 予定 戸数 :5 戸 ーー 
設計 - 工事 
上 に = よー 
市 街 地 その 他 地 区 | 予定 戸数 :2g 戸 二 

















今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
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市 民生 活 の 安定 と 再建 安全 で 快適 な 生活 環境 の 実現 





Ng < / (N 


hs a 
RON 
っ る 





\ 


内 漁港 (防波堤 、 岸 壁 
Ss \ / ~ 人 


YS 


时 沽 澳 港 (防波堤 人 


1 田老 漁港 


舞 
NN 


音 部 漁港 


問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 水産 振興 セン ター(0193-64-2216) 





【 市 】 宮 古市 水産 課 


(0193-62-2111) 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=689m, 岸 壁 
L=1.133m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=352m, 岸 壁 
L=206m 他 


施工 準備 
(構造 設計 等 





応急 対策 


漁港 炎 害 復旧 





施工 準備 
(構造 設計 等 


応急 対策 


漁港 炎 害 復旧 工事 





3 重蔵 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=373m, 岸 壁 
L=663m 他 


施工 準備 
〈 構 造 設計 等 ) 


漁港 災害 復 





4 小堀 内 漁港 


5 青野 滝 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=121m、 岸 
壁 L=127m 他 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=46m 他 


施工 準備 
(構造 設計 等 


応急 対策 
[em 


応急 対策 


漁港 炎 害 復 





漁港 炎 害 復 





8 小 洪 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=139m 他 


施工 準備 
〈 構 造 設計 等) 





漁 澄 秋 害 傷 旧 工 事 





7 極 内 漁港 


8 宿 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=72m、 岸 
L=52m 他 


(漁港 災害 ) 
防 波 埋 L=85m、 岸 
L=215m 他 


施工 準備 
(構造 設計 等 > 


応急 対策 


施工 準備 
(構造 設計 等 


漁港 災害 復旧 


漁港 災害 復旧 工事 








9 日 出島 漁港 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=526m、 岸 
壁 L=320m 他 





施工 準備 
(構造 設計 等 


漁港 災害 復旧 工事 





10 晴 の 浜 漁港 


市 |11 津軽 石 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=260m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=196m、 岸 
壁 L=50m 他 


施工 準備 
(構造 設計 等 


応急 対策 


施工 準備 
〈 構 造 設計 等 ) 


応急 対策 


漁港 災 害 復旧 工事 


漁港 災害 復旧 工事 





12 曰 浜 ( 宮 ) 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=110m、 
壁 L=200m 他 


施工 準備 





(構造 設計 等 


= 


漁港 災害 復旧 工事 





13 浦 の 沢 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=139m、 
璧 L=101m 他 


施工 準備 
(構造 設計 等 


応急 対策 


漁港 災害 復旧 工事 





14 仲 組 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=157m、 岸 
壁 し =145m 他 


施工 準備 
〈 構 造 設計 等 ) 


漁 澄 秋 害 復旧 工事 





15 姉 吉 漁 港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=86m、 岸壁 
L=40m 他 





16 千 半 漁港 


(漁港 災害 ) 
防 波 埋 L=428m、 岸 
壁 L=260m 他 


施工 準備 
く 構 造 設計 等 ) 


応急 対策 


漁港 災害 復旧 工事 





17 石浜 漁港 


18 川 代 漁港 











(漁港 災害 ) 
防波堤 L=345m、 岸 
壁 L=100m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=73m、 岸壁 
L=45m 他 





施工 準備 
(構造 設計 等 


応急 対策 





施工 準備 
(構造 設計 等 ) 





漁 澄 秋 害 復旧 工事 








漁港 災害 復旧 工事 














※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 


※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 














社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 市 町 村 別 工程 表 【 山 田町 1/2】 










に 暮 ら 





正海 と と も に 暮らす 町 


に 






































( 
SEE 至 / 人 A 
NN ) 
基 系 5 
a 
号 間 根 川 LR N 
N 全 人 
6 清川 Nb 
スン ここ と 语 
2 1 NN 大 沢 HH 港 海岸 (防潮 堤 、 
1 
] 人 
波 堤 、 岩 壁 他 ) 
旦 間 析 川 | 3 
出 、 田 / 町 - 
ー) 山田 漁港 海 岩 防 潮 坦 
\ TE = 
ーー 山田 海港 (防波堤 、 尖 
189 阅 吕 \ DR MM a , 
NN / ( し 外 
7 寺 笠 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 
ン 動 了 


織 和 漁港 (防波堤 、 央 性 他 ) 
浦 の 浜 地区 (防潮 坦 ) ， 
海岸 防潮 坦 、 水門 


ペッ 








漁港 


海岸 保全 施 设 | | 






2 で 隊員 田 休場 


内 思 酒 


みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 笑顔 、 元 気 な 産業 、 






Na 
SN 














(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 


水門 N=1 基 






宮古 水産 振興 セン ター(-2216) 
【 町 】 山 田町 復興 推進 課 (0193-82-3111) 












施工 準備 
(堤防 設計 等 ) HL 水門 整備 工事 








施工 準備 
(堤防 設計 等 ) 





水門 整備 工事 





農地 海岸 





5 浦 の 浜 海岸 






(三陸 高潮 ) 
水門 N=1 基 


(災害 人 復旧) 
防潮 堤 L=04km 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=05km 
水門 等 N=5 基 
















問い 合わ せ 先 【 県 】 宮 古 土 木 セ ンタ ー(0193-64-2221)、 
宮古 農林 振興 セン ター(-2214)、 同 林 務 室 (-2215)、 



















施工 準備 
(堤防 設計 等 ) 4 置 水門 整備 工事 
施工 準備 
電 防 設計 等 ) ルル 防潮 坦 復 旧 工 事 


施工 準備 
(堤防 設計 等 ) 















等 整备 工事 












県 |6 小谷 鳥海 岸 


(海岸 保全 施設 災害 ) 
防潮 堤 L=04km 
水門 等 N=3 基 










施工 準備 
(堤防 設計 等 ) 坦 防 等 整备 工事 









林野 海岸 



















漁港 海岸 

























7 浦 の 浜 地区 


8 大 沢 漁港 海岸 


(治山 施設 炎 害 ) 
防潮 堤 =04km 





( 炎 害 復旧 ) 
防潮 堤 L=27km、 水門 
NE9 基 他 






防潮 堤 信昌 工 事 


施工 準備 
(堤防 設計 等 ) 



















防潮 坦 、 水門 等 整備 工事 








9 山田 漁港 海岸 


( 火 害 復旧 ) 
防潮 堤 L=1.9km、 水門 
NE1 基 他 












施工 準備 


( 坦 防 設計 等 防潮 坦 、 水 门 等 整备 工事 














10 大 浦 漁港 海岸 


11 船 越 渔港 海岸 


( 炎 害 復旧 ) 

防潮 堤 =1.7km、 水門 
N=6 基 他 
(災害 人 復旧) 
防潮 堤 L=1.4km、 水門 
NE6 基 他 





















施工 準備 


《提防 访 计 等 ) 防潮 坦 、 水 门 等 整备 工事 














施工 準備 


( 坦 防 設計 等 防潮 坦 、 水門 等 整備 工事 

















町 2 織 笠 漁港 海岸 


① 大 沢 漁港 


( 炎 害 復旧 ) 
防潮 堤 =1.3km、 水門 
N=2 基 他 





(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1 .360m、 岸 
壁 [=1 417m 他 



















施工 準備 


《提防 设计 等 》 防潮 坦 、 水 门 等 整备 工事 と 







施工 準備 
(構造 誤 計 等 ) 





渔港 伙 害 复 旧 





外 山田 漁港 


人 大 浦 漁港 


(漁港 災害 ) 
防波堤 し =913m、 岸壁 
L=2376m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 し =424m、 岸壁 


[=1 286m 他 















施工 準備 
(構造 設計 等 ) 






漁港 災害 復旧 




















施工 準備 
(構造 設計 等 ) 














漁港 災害 復旧 





④ 船越 漁港 








(漁港 災害 ) 
防波堤 L=1.398m、 岸 


壁 し =2.346m 他 


(漁港 災害 ) 
防波堤 L=628m、 岸 
L=675m 他 
















施工 準備 
(構造 設計 等 ) 





















施工 準備 


(構造 設計 等 ) 





渔港 伙 害 复 旧 









⑯ 小 谷 息 渔港 









(漁港 災害 ) 
防波堤 L=348m、 岸 
L=176m 他 








施工 準備 
(構造 設計 等 ) 

















※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 





※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 






















更 














423 小川 


N 
多 人 生み a、 





な 





< mosa 災害 公営 住宅 
se (飯岡 ) 


整理 事業 りー 


2 
は 


社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロー ド マ ッ プ 市町村 別 工程 表 【 山 田町 2/2】 に て ッッ 


みん な で 取り 戻す 、 ひ と の 笑顔 、 元 気 な 産業 、 
固い 海 と と も に 暮らす 町 



















; ON 
22 
> 陸中 山田 停車 場 線 
2 只 办 泪 













放せ | 
《新 规 ) | i 開始 
準備 刀 人 


《事业 中 》 用 地 ・ 工事 の 推進 (逐次 供用 開始 


| 


(一 ) 宮古 山田 線 | 石 峠 (事業 中 ) 用 地 ・ 工 事 の 推進 〈 逐 次 供用 開始 村 





















































区 域 面積 :26.0ha 




















区 域 面積 :3.0ha 











危険 区 域 区 域 面積 :33.5ha 
| 田 、 織 笠 、 田 の 浜 | 山田 15.0ha、 織 笠 
区 ) 14.0ha、 田 の 浜 4.5ha) 


























5 





c 山田 ・ 北 浜 地区 








ノ 
ンジ ん & シン 
ンク 和 ンジ 















防火 集団 移転 | 町 





一 一 下 DT 





g 船越 ・ 田 の 浜 地区 





調査 ・ 訟 計 等 
| _ | に 








f 小谷 島 地 | 





較 
可 
外 
可 
加 
及 
せ 


























津波 優 興 拠点 g 山田 地区 区 域 面積 :2.3ha 














事業 準備 ・ 住 民 合 





由 


ジジ h 大 沢地 集落 道 用 地 造成 他 






漁業 集落 防災 
レノ 機能 強化 










I 大 浦 地 事業 準備 ・ 住 民 合 





由 


集落 道 、 用 地 造成 他 











h 陸中 山田 停車 坦 


街路 整備 県 線 


整備 延長 :200m 




















※ 上 記 の 他 に 、 防災 集団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今後 、 主 ) 重 茂 半島 線 大 沢 一 浜川 目地 区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 









































っ s 造 3 階 
直接 建設 買取 1 豊 間 根 a 
RG 適 5 階 
本 予定 戸数 :40 戸 
= RG 適 5 階 
芋 1 予定 戸数 :50 戸 
人 A ee。 4 山田 区 
集 MY 進 事 予定 戸数 :44 戸 
防災 団 移 4 中 業 
ん 多 RO 造 等 
。 ジグ ジ その 他 地 区 予定 戸数 :286 戸 
町 | その 他 地区 予定 戸数 :246 戸 あり 
































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 





※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 














社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マ 














「 海 の 見 える つい 散歩 し た く な る 


※ 地 図 外 
B 》 ( 主 ) 大 構 小国 線 土 坂 の 3 





凡 


3.11 


海岸 保全 施 设 


復興 道路 等 


復興 まち づく り 


ッ プ 


三陸 沿岸 道路 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































SA 
























































やや 
et ュー 
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中 时 
前 短 = に ep 
和書 な 住宅 / 誠 
示 生 波 板 地 区 (防潮 堤 ) 
すす だ SN、 令 吉 弘 震 里 光 港 海上 
ト rr es (店 清 堤 水門 他 ) 
NN he 
集落 防災 機能 类。 な ん 中 
eine べ / / 吉里 吉里 漁港 
让 中 二 本 $ 災害 公営 4 に 
了 了 (大生 旧 人 中 ON (防波堤 、 岸 壁 他 
前 公 半 住 を \ る ) と 
コ S て NN 
リン SN 1 sw -人 と 、 アア 
(0 び 、 二 | 5 ご い た の 
劳 阅 に の っ 大 楼 海 港 江岸 (防潮 担 > 水 至- 物 ;7 
站 7 > の ツル 内 
e 下 中 - と 人 人 WL に ) 地区 画 整理 
ンー る 
画 年 や 一 訪 炎 集団 移転 


小 錯 川 


例 A 


浸水 区 域 


三陸 沿岸 道路 








/ 
2 ™ 


ゾーン mo 


で で 

1 (施行 地区 等 調整 中 ) 
ン 
_ 大业 水 


大 桶 漁 港 ( 防 波 堤 、 和 岸壁 他 ) 











市 町 村 別 工程 表 【 大 棚町 】 





問い 合わ せ 先 
【 県 】 沿 岸 広域 振興 局 (0193-25-[ 以 下 の と お り ]〕) 
土木 部 (2714)、 農 林 部 (2704)、 水産 部 (2706) 






















































































































































































(災害 復旧 ) 
1 太 李 川 防潮 堤 L=0.4km、 水 防潮 堤 、 水門 等 復旧 工事 
本 門 等 N=g 基 (平成 2? 年 度 完成 予定 
SR ( 奖 害 得 卓 
Ei 潮 坦 L=0 2km、 防潮 坦 、 水門 等 復旧 工事 
2 中 角川 ee 《平成 27 年 度 完成 子 定 》 
ag S 治山 施設 災害 ) 
村野 海上 | 。 | 湾 板 地区 odm 
Nm (災害 復旧 ) EE 
十 里 去 里 渔 ; 潮 堤 、 3 
全 二 昌吉 时 江汉 防滑 绅 -ol 水 
Na 門 N=4 基 他 
漁港 海岸 
(災害 復旧 ) ES 
ee 
a (平成 27 年 度 完成 予定 ) 
EE 
国 |A 三陸 沿岸 道路 | 差 石 山田 道路 (事業 中 ) 用 地 ・ 工事 の 推進 (逐次 供用 開始 
UE I EE I I 
i 
県 储 ) 太 相国 上坂 の s (事業 中 ) 用 地 ・ 工事 の 推進 《和 逐次 供用 开始 》 
土地 区 画 整理 町 方 他 4 地区 区 域 面积 :111.4ha 
防災 集団 移転 赤 浜 他 5 地 区 対象 戸数 : 約 8g40 戸 = 
津波 復興 拠点 町 沢山 地区 区 域 面積 : 検討 中 
復興 まち 
ズ ツ a 吉里 吉里 地区 | 漁業 集落 排水 施設 
漁業 集落 防災 
機能 強化 
b 浪 板 地区 漁業 集落 排水 施設 
街路 整備 県 |4 路 線 整備 延長 :5.000m 
設計 
a 
※ 上 記 の 他 に 、 防災 集団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今後 、 (一 ) 吉里 吉里 釜石 線 赤 浜 地区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 
rems 陸 e| 較 => 
此 广内 | 
イィ 大 想 ( 大 枉 ) 人 i 大 区 [对 州 TI > 
EE 
ウ 大 往生 中) | 9 污 5 机 oo 严 Lt * > 
災害 公 RC 人 造 等 
人 ma | kotpeg 这 EE 
木造 
EE em EE 
町 は 尾数 前 地区 | EEM 還 EE 選 め 
その 他 地 区 予定 戸数 :380 戸 | 
施工 準備 
CO 寺地 し pem 岩屋 ーー ニー 
苦 填 吉 征 湿 ; 是 m, 主 ーー 回 還 PP 
L=753m 他 本 
漁港 に ニー 一 
1 
追 漁 5 波 堤 L=1.486m, 岩 一 
壁 L 三 2582m 他 (7 生子 







































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 


※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 





今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 






















社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マ 


三重 の 大 地 に 光 押 き 基 全身 合 が あふ れる ま も 革 石 


ッ プ 市 町 村 別 工程 表 【 閑 石 市 1/3】 用 
大 船渡 農林 振興 セン ター(0192-27-8541) 
【 市 】 釜 石 市 水産 農林 課 (0193-22-2111) 












































































































































































































































































































































































| | 年 度 別 撃 備 スケ ジュ ー ル 
om 細分 項目 等 到 路線 ・ 箇 所 名 等 | 事業 概要 和 弟 1 期 ( 革 能 復興 期間) 本 格 得 网 区 Se 
| H2S H24 H25 H2e H27 | Hzs | Hzg | Hso 
1 甲子 川 (三陸 高潮 ) 施工 準備 
水門 N=1 基 < 坦 防 設計 等 ) 水門 整備 工事 
2 鵜 住居 川 | 人 水 地 工 準備 防潮 坦 、 水門 等 復旧 工事 
門 等 いっ 茶 < 坦 防 設計 等 : 
岸 海 岩 施工 準備 
3 ルー さ - 0 8 片 岸 海岸 本 陸 TH 防潮 坦 等 复 旧 工事 
/ に | に に ) SS (災害 復 | 日 ) 
/ > | 2 ンー 港湾 海岸 RE 準備 5 2 
\ 党 中 | アア 一 = トン KN 4 水 海 海岸 人 Rh 防 滞 坦 水門 等 復旧 工事 
N (W | 累 - 月 上 0 に 
っ (し 人 “7 粮 住 居 川 (防潮 坦 ` 水 咎 / 他 ) = 
a 前 一 人 区 一 4, 5 小 特 浜 海岸 。 | 防潮 堤 L=05km、 水 | 防潮 坦 、 水門 等 復旧 工事 
Wl 5 ルイ \ #5 下痢 門 等 N=9 基 (堤防 設計 等 2 洛 坦 、 水門 等 1 
a | - 仙 VN 崎 海港 海岸 (防潮 昌 , 水 门 他 ) 人 
~~ 一 一 釜石 港 海岸 防潮 堤 L=2.1km、 水 施工 準備 潮 坦 
主 ) 人 金石 遠 デー 0 “= 6 工 石 7 ee の RE 防潮 坦 、 水 门 等 很 日 工事 
上 M 2】 4 の ょ 白浜 ( 首 ) 漁港 海 (防潮 堤 、 水 門 他 ) ( 移 保 全 施 設 災 ニー デー 
J 三陸 | 中 どー ガ の に / 有 害 加計 坦 防 等 整備 工事 
根 浜 地区 ( ) E 一 9 引 ), 6 11 0 | 了 本 郷 海岸 防音 -Ohmn < 坦 防 設 計 等 
Se a 0} SN a ne 
岸 四 由 1 Ba a の kW ん A 净 夺 農地 海岸 (海岸 保全 施設 災 
1 水 海 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) AL | 要 | 林野 海岸 | 県 ls 下 荒 衝 剛司 uu 区 揚陸 人 工 事 
1 ジン 请 一 这 16 区 イー 出 水 门 等 N 三 5 基 
1 0 了 | 11 / = _ SS 县 死 害 复 EE 
i に (一 ) 水 海 大 渡 線 . 女人 遊 部 の A ル 9 / 5 9 根 浜 地区 時 職 》 PP 防潮 坦 复 旧 工 事 
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※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 スケ ジュ ー ル は 、 


※ 定期 的 に デ 











ー タ を 更新 し ます 。 





今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
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問い 合わ せ 先 【 県 】 沿 岸 広域 振興 局 土 木 部 (0193-25-2714) 
























































































































































演 ES 
同 水産 部 (0193-25-2706) 
土地 区 画 整理 东部 他 4 地 区 区 域 面积 :135.9ha 
防災 集団 移転 花 露 也 他 9 地 区 | 対象 戸数 : 約 400 戸 一 = 一 
津波 復興 拠点 東部 地区 他 1 地区 区 域 面積 :39 1ha 
事業 準備 
a 室 浜 地区 集落 道 他 
市 | 仮 宿 地 区 人 
復 典 まち < 桑 浜 地区 | 集落 道 他 
づく り 
漁業 集落 防災 
機能 強化 
d 花 吉 辺 地区 | 集落 道 他 ーー 
| 地 等 , 
[ 
e 大 石 地区 集落 道 他 6 
f 新浜 町 
街路 整備 県 1 路線 整備 延長 : 1,300m 
※ 上 記 の 他 に 、 防災 集 団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今後 、( 一 桜 峠 平田 線 平田 の 2 地区 、 (一) 吉浜 上 荒川 線 下 荒川 の 2 地区 、( 一 ) 吉里 吉里 欧 石 線 室 浜 地区 、( 一 ) 唐 た 























日 頃 市 線 荒川 邮 





区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 


























1 平田 


RC 造 ? 阶 
予定 戸数 : 126 戸 





2 野田 町 


Ro 造 5 階 
予定 戸数 :32 戸 








3 鵜 住居 
直接 建設 


模 


RG 造 5 階 
予定 戸数 :40 戸 





4 唐 丹 


Ro 造 3 障 に 
予定 戸数 :SO 戸 





その 他 地 区 


RG 造 等 
予定 戸数 :343 戸 








5 上 中 島 


S 造 


予定 戸数 :210 戸 

















8 東部 地区 (天神 
町 ) 


RC 造 本 
予定 戸数 :40 戸 








8 尾崎 ' 佐 须 








a 箱崎 白浜 


木造 ー 
予定 戸数 : 10 戸 











10 花 露 辺 


RC 造 








予 定 戸数 :15 戸 





用 地 ・ 設計 ・ 工 事 





直接 建設 大 


木造 
予定 戸数 :4 戸 








用 地 ・ 設計 ・ 工 事 








12 室 浜 


木造 5 
予定 戸数 : 2o 戸 











13 根 浜 


木造 
予定 戸数 : 15 戸 





1 人 東部 地区 (中 心 


RC 造 局 
予定 戸数 :8O 戸 


用 地 ・ 設計 ・ 工 事 
用 地 ・ 設 計 ・ 工 事 
用 地 ・ 設計 ・ 工 事 





15 本 郷 


RC 造 
予定 戸数 : 24 戸 


用 地 ・ 設計 ・ 工 事 








16 桑 ノ 浜 








木造 。 = 
予定 戸数 : 1o 戸 





用 地 ・ 設計 ・ 工 事 




















※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 











問い 合わ せ 先 【 県 】 沿 岸 広域 振興 局 水産 部 (0193-25-2706) 
【 市 】 釜 石 市 水産 農林 課 (0193-22-2111) 





社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 市 町 村 別 工程 表 【 芸 石 市 3/3】 
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漁 港 _ hh 






























































大 石 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 





※ 定期 的 に 


デー タ を 更新 し ます 。 


壁 [=103m 他 
(漁港 災害 ) 








a 
a > / み 5 大半 防 計 im ーー 
/ 邓 壁 L=233m 他 省 港 化 寄 复 旧 工事 
3.11 浸水 区 域 / / 
ソル ※ 事業 の 実施 箇 所 や 実施 内 容 、 整 備 スケ ジュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 












































社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 市町村 別 工程 表 【 大 船渡 市 1/3 】 8 


大 船渡 水産 振興 セン ター(0192-27-5081) 
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| | 分 時 区 分 | 細分 項目 等 | 事業 | 路線 ・ 箇 所 名 等 |。 事业 概要 第 1 期 ( 蕉 钥 复 册 期 间 ) 第 2 期 (本格 复员 期 问 ) 
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た 7 大 船渡 港 海岸 i 了 防潮 坦 、 水門 等 復旧 工事 
海岸 保全 施 证 这 





8 沖田 海岸 











害 ) 地 工 準備 
防潮 坦 L=02km < 坦 防 設計 等 | We 
に 65 
II a 害 ) 施工 準備 
農地 海岸 県 |B 吉浜 海岸 防潮 坦 L=07km 坦 防 設計 等 堤防 等 整備 工事 


水門 等 N 三 2 基 
( 泊 剛 保全 施設 


10 合 足 海岸 防潮 





尊 





坦 防 等 整備 工事 
理 L=02km 


水門 等 N ニ 2 基 


ン 災害 復旧 ) 施工 準備 a 1 
9 / 11 崎浜 漁港 海岸 | 防潮 坦 L=05km、 水 く 坦 防 設計 等 防潮 堤 、 水門 等 復旧 工事 


門 Ng 基 他 











の ンク 










喜来 則 導 后 民 災害 復 | 昌 ) 
* 久 * 3 3 
12 越 喜来 漁港 海 防潮 坦 L=0.3km、 水 人 5 
他 


海岸 保 人 災害 1 
: 災害 復旧) 施工 淮 
施 i 備 潮 埋 
全 施 设 13 綾里 漁港 海岸 防潮 堤 L=06km、 水 ( 坦 防 設計 千 ) i a 





小 石 泊 海 港 海岸 (8 潮 堤 、 水 門 他 ) 


シダ 
2 




















wak (災害 復旧 ) 3 
\ 度 渔港 海 = 施工 準備 
14 大 船渡 漁港 海 防潮 堤 L=1.6km、 水 (堤防 設計 等 ) 








wy | (災害 復 昌 ) 二 
9 加 门 吧 沃 省 潜 海 防潮 坦 L=15km、 水 (BB 
| \ 他 門 N=2 基 他 
NA R 
さめ Ws 16 吉浜 漁港 海岸 | 防潮 堤 L=02km、 水 
綾里 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 。 問 Na 基 他 し 
の 漁港 海岸 


日 4 泊 通 港 洛 央 ト 炎 害 復 旧 ) 放 工 準備 
明 坦 、 水 中 17 泊 漁 港 海岸 | 防潮 坦 L=02km 他 (堤防 設計 等 ) 































sns (災害 復旧 ) 
大 船渡 港 海岸 (防潮 堤 他 ) 18 移 沢 漁港 海岸 海産 護 麻 し =0 1km 





mm 
19 小石 浜 漁港 海 | に < 吉 傷 上 B) 地 工 迷信 











































































ae 、 2 海岸 保全 施設 ※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 
可 | ※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 








8 : RS = 、 清二 し = 上 RB 

| \ 崎 の 浦 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) 让 四 CR 
| 4 = 7 3 市 ーー ニア 
oar 2 7 碁石 漁港 海岸 (防潮 堤 、 水 門 他 ) bo 时 时 前 注 洪 海 lezs き eV 外 人 工人 
人 § クジ 由 門 N=2 基 他 ニン 
に 、、、、 |( 严 害 复 | 昌 ) 
; 1 21 晴 2 浦 省 港 海 施工 準備 
i : us 防潮 坦 L=1.3km、 水 時 防府 
| 0 岸 < 1 "i 7 〈 電 防 設計 等 ) 
| i (災害 復旧) - 
i 9 22 基石 渔港 海岸 防潮 堤 L=02km、 水 MD 
| に 門 -2 基 他 ・ 堤防 設計 等 
(災害 復 |) 
i : 23 泊 里 漁港 海岸 防潮 堤 L=03km、 水 
| 門 N=1 基 他 
县 に 3 er 3 
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命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 
防災 に 協 働 す る まち 大 船渡 






















と 村民 


、( 崎 浜 地区 ) 






公演 
崎 町 (平林) 








三陸 沿岸 道路 


(新規 ) 


吉浜 一 釜石 


(事業 中 ) 
吉浜 道路 







用 地 ・ 工事 の 推進 


問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土木 セン ター(0192-27-9919) 
【 市 】 大 船渡 市 集団 移転 課 、 住 宅 公園 課 (0192-27-3111) 





《逐次 供用 开始 》 













B ( 生 ) 大 船渡 綾 





时 三 陸 線 





小石 浜 














a 大 船渡 地区 


























面積 : 約 39.0ha 











防災 集団 


b 小 細 浦 地区 











対象 戸数 :13 戸 















対象 戸数 :11 戸 








対象 戸数 : 約 20 戸 





・ 設 計 等 































街路 整備 





| 路線 数 :1 路 線 









整备 延长 :7.000m 



































詳細 設計 ・ 用 地 測 量 




























































※ 定期 的 に デー 




















予定 戸数 :144 戸 





※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ 
タ を 更新 し ます 。 








今後 、 変 更 する 可能 








性 が あり ます 。 


※ 上 記 の 他 に 、 防災 集団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今後 、( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 船 河原 地区 、( 主 ) 大 船渡 綾里 三陸 線 越 喜 来 地区 、 (一) 崎浜 洪 線 越 喜 来 地区 、 
(一 ) 碁石 海岸 線 未 崎 … 慕 石 地 区 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 
直接 建設 買取 1 立 根 町 ( 下 欠 ) e 購 隊 
2 予定 戸数 :36 戸 
a RC 造 4 階 
る 東向 町 予定 戸数 :56 戸 
に RC 造 ? 障 
3 大 船渡 町 予定 戸数 :64 戸 
RC 造 』 階 
直接 建設 4 綾里 予定 戸数 :32 戸 
EE 从 IRC 造 5 階 
5 立 根 町 (関谷 ) 予定 戸数 :40 戸 
RC 人 造 等 
その 他 地 区 予定 戸数 :332 戸 
8 明神 前 (大 船渡 | 木造 っ 階 
地区 ) 予定 戸数 :12 戸 
直接 建設 
7 明神 前 (大 船渡 | 木造 っ 階 
地区 ) 予定 戸数 :8 戸 
6 RC 人造 
宰 取 ( 形 用 促进 住宅 ) 8 盛 予定 戸数 :44 戸 
9 上 山 (大 船渡 地 |RC 造 3 階 
区 ) 予定 戸数 :s 戸 
10 赤沢 (大 船渡 地 |RC 造 3 階 
区 ) 予定 戸数 : 12 戸 
直接 建設 
11 平林 ( 末 崎 地 |RC 造 3 階 
区 ) 予定 戸数 : 12 戸 
その 他 地区 RC 追 等 如 了 
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「 命 を 守り 、 夢 を 育む まち づく り と 
防災 に 協 働 する まち 大 船渡 













_ 增 通海 港 (防波堤 岸 壁 他 ) 


i 


人) 







时时 前 海港 ( 防 波 旨 、 岸壁 他 ) 
波 堤 、 岸 壁 他 ) 






| 


碁石 漁港 (防波堤 、 岸 壁 他 ) 
泊 里 漁港 (防波堤 岸壁 他 ) 


凡 例 





3.11 浸水 区 域 


漁 港 




























3/3 】 


問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 水産 セン ター(0192-27-5081) 


【 市 】 大 船渡 市 水産 課 (0192-27-3111) 














施工 準備 















































































































































































































(漁港 災害 ) RR 
1 根 白 漁港 防波堤 L=74sm, 岸 壁 一 
L 三 638m 他 漁港 導 害 復旧 工事 
(漁港 災害 ) 時 
2 崎浜 漁港 防波堤 L=721m, 岸 壁 = 
L=827m 他 応急 対策 1 漁港 炎 害 復旧 工事 
(漁港 災害 う < 本 凶 計 計 客 > 
3 越 喜 来 漁港 防波堤 L=58om. 岸 壁 ーー へ [ーー 
L436m 他 応急 対策 光 澄 秋 害 復旧 工事 
旦 トーーーーーー | 
(漁港 災害 ) < 本 
4 綾里 漁港 防波堤 L=402m 岸 壁 ーーーー ーー 
L=1.102m 他 応急 対策 漁 澄 秋 害 復旧 工事 
計 (漁港 災害 ) 
5 太 船 渡 漁港 防波堤 L=1.263m, 岸 
壁 L 三 3.512m 他 応急 対策 漁 澄 秋 害 復旧 工事 
人 た (渔港 灾害 ) 
6 門 の 浜 漁港 防波堤 L=907m 岸 壁 片 一 一 人 六 
L=575m 他 急 漁 澄 舌 害 復旧 工事 
(漁港 災害 ) (構造 設 計 寺 ) 
7 千歳 漁港 防波堤 L=212m 岸壁 ーー 
| PP 
8 扇 洞 漁 港 防波堤 L=125m, 岸 壁 
ヒー23m 他 応急 対策 漁 澄 秋 害 復旧 工事 
( 油 秋 害 ) ( 村 
9 吉浜 漁港 防波堤 L=223m, 岸 壁 
し 三 185m 他 る > 漁 浴 秋 害 復 
Ee (漁港 災害) 
10 増 館 漁港 防波堤 =137m, 上 岸壁 
L 三 15m 他 漁 澄 秋 害 復旧 工事 
施工 淮 储 
11 小港 | 总 演 二 韦 ー ニ ーーー 
EAR 漁港 作 害 復旧 工事 
08 施工 准备 
、 (漁港 災害) (構造 設計 等 > 
12 泊 漁 港 防波堤 し =283m, 上 岸壁 
L 三 202m 他 応急 対策 漁 浴 秋 害 復旧 工事 
(漁港 災害 ) < 本 
13 指 沢 漁港 防波堤 L=329m, 岸 璧 - 
L 三 209m 他 応急 対策 > 漁港 秋 害 宰 旧 工事 
(漁港 災害 ) EE 
14 小石 浜 漁港 | 防波堤 L=422m, 岸 壁 
L 三 239m 他 rey | 漁 浴 秋 害 復旧 工事 
市 
(漁港 鱗 害 ) < 寺地 Be 計 
15 砂子 浜 漁港 防波堤 L=176m , 岸 壁 
ヒー247m 他 応急 対策 | 漁 澄 秋 害 復旧 工事 
16 野 野 前 漁港 防波堤 L=781m, 岸 壁 
L 三 484m 他 EE 漁 澄 秋 害 復旧 工事 
9 (漁港 災害 ) as 
17 小路 漁港 防波堤 =162m, 岸 壁 
L 三 65m 他 [ES 漁港 導 寄 復旧 工事 
(漁港 災害 ) 村主 ) 
18 合 足 漁港 防波堤 L=81m, 岸 壁 L 
三 45m 他 [ED 本 漁 澄 秋 害 復旧 工事 
(漁港 災害 ) HG 
19 長崎 漁港 防波堤 L=482m, 岸 壁 
ヒー475m 他 漁 澄 秋 害 復旧 工事 
(渔港 灾害 ) HE 
20 晶 ノ 浦 漁港 防波堤 し =239m, 岸 壁 
L=972m 他 漁 澄 秋 害 復旧 工事 
(漁港 災害 ) (構造 設計 和 ) 
21 碁石 漁港 防波堤 L=123m, 岸 壁 ピーー ーー 
L=104m 他 = 漁 澄 秋 害 復旧 工事 
ES (漁港 災害 ) 2 9 
22 泊 里 漁港 防波堤 L=211m, 岸 壁 
L 三 248m 他 漁港 炎 害 復旧 工事 
































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
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| 大 船渡 水産 振興 セン ター(0192-27-5081) 
「 「 海 と 鍵 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 の 創造 


3 天野 用 
入 大 SI 















(三陸 高潮 


1 长 部 川 水門 N=1 基 他 (設計 等 ) 


水門 整備 工事 
に 
護岸 人 旧 工 事 


に 
小 (災害 復旧 3 
| B 气 山 由 秒 七 ) NE1 基 2 / 水門 整備 工事 
6 NL 印 ーー 
4 大 野 海岸 防潮 坦 L06km、 全 施工 準備 防 光 電 等 作 旧 工事 

岸 坦 L=03km 他 ( 府 計 等 | 

一 般 海岸 _ |W 寺 
5 石浜 海岸 防潮 堤 L= 
岸 坦 L=0 
_ | 吹 加 
6 田 の 浜 海岸 | 護 岸 工 L= 
波 工 L=0 
























2 UNG Et \» 















が が UE 

















、 、 |( 災 定 御 印 
7 勝木 田 海岸 防潮 埋 L=0ekm 他 





施工 準備 コ の 
( 論 計 等 / 防潮 坦 、 水門 復旧 工事 





















































| ( 炎 害 复 | 日 
| 时 ER 潮 埋 L=3.9km、 潮 坦 | 
| 県 |。 高 田 海 岩 an も Ta 防潮 場 、 水 门 等 得 旧 工事 
| フ L=1.2km 他 
| 人 PT 
時 ーー 害 防潮 等 吉備 工事 
| 農地 海岸 9 小 友 海 岸 防潮 |L-05lan ( 境 防 設計 等 ) 
| 水門 等 N ニ 5 基 
A NR 施工 淮 伴 林带 复 旧 工事 
Ke | 海岸 保 海岸 高田 松原 地区 aa 千 防 测 提 上 历 油 束 . 林 党 有 可 和 
5 ト k 林 き し ae A CN し ke 林野 海岸 10 高田 松原 地区 防潮 林 林 帯 (地盤) (他所 菅 防 潮 坦 と の 調整 ・ 枯 常設 計 等 ) 防火 林 造 成 工事 
| a 上 [ 娠 誕 ( 府 1 V | f We 5 本 本 [= ts 
。 人 Ps Ad 1 二 和 [EE 
区 人 し 4 < ey の ベム NN 5 4 1 SR 災害 3 
i の ON 山川 (水門 ). NT ロト 六 ヶ 浦 漁港 海 “| (次 害 得 日 施工 淮 人 本 
ツア いき 不 RA 4 4 ; パケ 浦 漁港 海 | 防潮 坦 L-07km 水 (HI 防潮 坦 、 水門 等 復旧 工事 
6 GN 9 た AN De 6 か 6 門 Ns2 基 他 
( 炎 害 复 | 日) 
ER 3 施工 準備 a 
12 広田 漁港 海岸 防潮 坦 L=14km、 水 ( 埋 防 設計 千 ) mit twiners > 水門 等 信昌 工事 
門 N=10 基 他 

















i (冻害 复 | 日 施工 準備 , ィ 
13 長 部 漁港 海岸 防潮 堤 L=07km、 水 ( 埋 防 設計 等) 防潮 堤 、 水門 等 復旧 工事 
門 - 


N=2 基 他 















| 区 本 向 时 
N= ーー ニニ 洁 肝 旦 | 一 3 
14 只 出 漁港 海岸 Nr 水 EY | 1 防潮 堤 、 水 门 等 得 旧 工 事 
=2 基 / = 一 一 


漁港 海岸 





1 昌 汐 洪 泊 种 | (灾害 复 | 日) 施工 准备 | 
15 要 中 澄江 海岸 | 防潮 担 L=05km 他 《提防 吉 计 等 ) 外 




























































_ | 誠 軍 側 B 
16 大 陽 漁港 海岸 i 水 9 PH 防潮 堤 、 水 站 等 复 旧 工事 
市 エーーー [IE | 
5 (災害 復旧) - 
17 両替 漁港 海岸 防 電 =07km. 水 R$ Hi 防潮 坦 、 水 站 等 复 旧 工事 
nsssss | 災害 側 印 
18 勝之 沢 漁港 海 に Sa _ 3 
i LTB 水 Tie 防潮 坦 、 水 站 等 得 旧 工事 
=9 基 EL 
Km 日 Es | | 
19 要 谷 漁港 海岸 防潮 堤 L=08km、7 上 準備 | 
Sd と Re GB 防潮 堤 .水 站 等 复 旧 工事 








※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 


※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
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3.11 浸水 区 域 
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六 


娄 、 。 卫 







人 









ずり 
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人 


"(一 ) 長 部 漁港 線 長 M 


プ 
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社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 市町村 別 工程 表 【 陸 前 高田 市 2/37】 



















(広田 地区 ) 5 


二 一 一 一 一 






問い 合わ せ 先 【 県 】 大 船渡 土木 セン ター(0192-27-9919) 
【 市 】 陸 前 高田 市 建設 課 、 都 市 計画 課 、 
復興 対策 局 (0192-54-2111) 

















| 入 出 首 


( 小 友 地区 、 
防災 集団 移転 促進 

















扬 划 二 
| 


aa (事業 中 ) 用地 ・ 工 事 の 推進 《逐次 供用 并 妈 》 





















B () 大 船渡 広 


路 等 田 了 前線 


大 陽 








复 纲 半 建 道路 | 県 










C (一 ) 长 部 渔 洪 
線 






長 部 (事業 中 ) 用 地 ・ 工事 四 推进 














土地 区 画 整理 区 域 面積 :3845ha 





a 长 部 地 区 対象 戸数 : 約 130 戸 








対象 戸数 : 約 430 戸 










事業 準備 
23ha 








休 路 整備 | 県 整備 延長 :2.200m 














事業 準備 詳細 設計 ・ 用 地 測 量 

















※ 上 記 の 他 に 、 防災 集団 移転 等 の 計画 と 調整 し 、 今後 、( 国 )340 号 ( 収 ) 今 泉 大 橋 ・ 大 石 沖 地区 ・ 竹 駒 地 x、( 主 ) 大 船渡 広田 陸前 高田 線 小 友 地 区 "应 田町 地 区 "久保 ~ 
泊地 区 ・ 花 中 地区 、 (一 ) 長 部 漁港 線 長 部 地 以 で 道路 整備 を 計画 する 予定 。 







RC 人 造 8 階 
予定 戸数 :168 戸 






ass NO 造 
直接 胡町 (柳沢 前 ) 予定 戸数 :30 戸 






RC 造 等 
予定 戸数 :502 戸 





RC 千 


3 下 和 又 マ 呈 戸数 :120 戸 


直接 建設 
































※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 する 可能 性 が あり ます 。 





※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 





| 社会 資本 の 復旧 ・ 復 興 ロ ー ド マッ プ 市町村 別 工程 表 【 陸 前 高田 市 3 /3 に 弱 に Te 
|「 海 と 繰 と 太陽 と の 共生 ・ 海 浜 新 都市 」 


NE 施工 準備 
a ( 光 港 災害 ) 半 設 計 千 ) 
作 ヶ 清 湿 洪 、 防 渡 坦 601m 上 岸壁 

L=474m 他 応急 対策 漁 浴 災害 作 旧 芽 事 


re 地 工 準 
(漁港 炎 害 ) 《 情 才 到 计 等) 
防波堤 L=919m 上 岸壁 

L=1176m 他 応急 対策 漁 浴 災害 復旧 工事 


(和光 定 ) a 
NE 泪 坦 | = ロコ 旭 识 时 = 

長 部 漁港 防 流 是 L=408m 上 岸 壁 

L=1.180m 他 応急 


as 施工 準備 
(漁港 災害 ) RE 


只 出 渔 洪 防波堤 L=332m 岸壁 
L=298m 他 Ey 渔港 炙 害 复 旧 工事 


Nd i CN の i a tt 施工 準備 
お 2 kT ンー 说 SS (漁港 災害 ) ( 村 計 特 ) 











2 施工 準備 
(漁港 災害 ) 《本 过 对 计 革 ) 


防波堤 L=14m 岸壁 
L=36m 他 ED 


施工 準備 
( 湯 浴 炎 害 ) (選出 
楓 由 漁 港 防波堤 L=354m 岸壁 

i 漁 潜 害 作 旧 工事 





の < OA wi 大 枕 湿 浴 防 没 時 =99m 岸 
と い eK 。 AR 二 a | に 43m 他 応急 対生 池間 芽 事 
か 2 
7 SS en 


の ( 湯 浴 火 害 ) 
大 陽 湿 洪 防波堤 L=332m 岸 壁 
=79m 他 6 漁 浴 災害 億 旧 工 事 


本 (漁港 災害 ) 
矢 の 浦 漁港 。 防波堤 =136m, 上 岸壁 
L=183m 他 











加 HH 
10 両替 漁港 防波堤 L=274m 岸壁 
L=254m 他 


i 施工 人 
(漁港 災害 ) 《本 过 训 计 等) 


11 勝之 沢 漁港 、 防 流 坦 L=1.149m 岸 ーー 
壁 |=531m 他 渔港 伙 害 复 旧 工事 


施工 淮 人 
(漁港 災害 ) 《本 过 训 计 等) 


の 12 要 谷 满 洪 。 | 防 流 坦 =556m 岩 名 nm 
1:50.000 aisN の 了 人 L=279m 他 漁港 災害 復旧 工事 


Ns Eu 


根 岬 漁港 (防波堤 、 岸 璧 他 ) 。 "| [|※ 事業 の 実施 箇所 や 実施 内 容 、 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル は 、 今 後 、 変 更 す る 可能 性 が あり ます 。 
※ 定期 的 に デー タ を 更新 し ます 。 
























































